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EEE! 


ARICA Y PARINACOTA 


O00O0B1€RNMO ET G91O0N AL 


DOCUMENTO ELECTRONICO 


BRUNO BOGGION! - Profesional DIT - División de Infraestructura y Transportes 


: Jefe de División - División de Infraestructura y Transportes 


Maria Constanza: 

Junto con saludar, como Jefa de División de Infraestructura y Transportes, en relación a la Inspección 
Fiscal que se efectúa a la Restauración de la Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar y en 
Restauración Iglesia de San Santiago de Belén, se adjunta para su registro acta N*010 
correspondiente al análisis solicitado por Administrador Regional (s) semana pasada, que entrega 
detalles sobre la descripción comparativa de convenio original, su primera actualización y partidas o 
sub-partidas que no se considerados producto de modificaciones y ajuntes efectuados a la fecha, los 
que expresan un incumplimiento de convenio para ambas iglesias. 

Se expresada con preocupación que amabas iglesias desarrollar partidas inexistentes, por lo que se 
desconoce cual es la fuente de financiamiento para ejecutar desarrollo no descrito en convenio 
original y su primera actualización recepcionada el día viernes 12 de marzo 2021. (como detalle se 
agrega partida; residencia de trabajadores en Ticnamar y agrega partida escalera Coro en Belén, sin 
contar con autorización) 

Se expresa que se presenta incumplimiento de convenio a la fecha por parte de FAMSV, que debería 
ser coordinado de forma conjunta con DIPIR, Unidad Jurídico y Administrador Regional, para lograr 
poseer claridad e instrucción como Inspector Fiscal sobre tramitación a efectuar en relación al termino 
de convenio. 

Quedo atento. 


saludos. 
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